LW. 77.600/97. 


~] 
Ipo 


Aleg 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego o potrzebie dobudowania pawilonu przy szpi- 
talu powszechnym w Podhajcach. 


Wysoki Sejmie! 


Szpital w Podhajcach założony przez powiat w roku 1872. uznany został 
uchwałą sejmową z dnia 28. listopada 1872. za powszechny i publiczny. Urzą- 
dzony był pierwotnie na 40 łóżek, a że z powodu licznie zgłaszających się cho- 
rych, nie wystarczał na ich pomieszczenie, w r. 1878. wynajęto pomieszkanie dla 
rządcy poza obrębem szpitala i tym sposobem powiększono liczbę łóżek do 60. 

Mimo to, skutkiem wzrastającego zaufania okolicznych mieszkańców do 
wzorowo i skutecznie prowadzonej kuracyi w tym szpitalu, liczba żądających po- 
mieszczenia wzmaga się z roku na rok i bardzo często dochodzi do 70, a nawet 
do 80 chorych. 

Tymczasem wskutek wprowadzenia do zarządu gospodarczego Sióstr Miło- 
sierdzia, pomieszczenie dla chorych zmniejszyło się o 4 ubikacye, które pomienione 
siostry na mieszkanie dla siebie zajęły, a Zarząd szpitala zmuszony jest odmawiać 
przyjęcia nawet takim osobom, których choroba wymaga rychłego i tylko w szpi- 
talu możebnego leczenia. 

Prócz tego, zakład nie posiada miejsca na urządzenie odosobnionego po- 
mieszczenia dla zakaźnie chorych, a przeto naraża innych chorych, leczonych 
w szpitalu, na niebezpieczeństwo zakażenia się. 

Stan taki skonstatowany kilkakrotnie przez naszego inspektora szpitali 
krajowych, zwrócił także uwagę c. k. Namiestnictwa, które opierając się na donie- 
sieniu c. k. Starostwa w Podhajcach, odniosło się do Wydziału krajowego pod 
dniem 14. sierpnia b. r. 1. 62.246, z wezwaniem o osunięcie przytoczonych wyżej 
niedogodności. Wskutek tego poleciliśmy Wydziałowi powiatowemu w Podhajcach, 
sporządzić plany i kosztorysy przybudować się mającego do obecnego bndynku 
szpitalnego pawilonu. Wydział powiatowy uczynił temu zadość i pod dniem 9. gru- 
dnia 1897. przedłożył nam żądane plany w zupełności odpowiadające obecnym 
potrzebom, wraz z kosztorysem wynoszącym ogólną kwotę 14.188 zł. 32 et. a. w. 
zastosowaną do miejscowych cen jednostkowych. Prócz tego Wydział powiatowy 
w Podhajcach oświadczył, iż połowę kosztów budowy w kwocie 7.000 zł. a. w., 
przyjmuje na fundusz powiatowy. 

Wobec takiego stanu sprawy i z uwagi, że szpitał powszechny w Pod- 
hajcach nie posiada na cele budowy, żadnych specyalnych funduszów i zobowiązań, 
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Wydział krajowy uznając konieczną potrzebę dobudowania wspomnianego pawi- 
lonu, w myśl $. 15. ustawy z dnia 28. lipca 1897 (Nr. 47. Dz. ust. kraj.) wnosi: 
Wysoki Sejm raczy uchwalić: 

Sejm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem 
uznając potrzebę wybudowania nowego pawilonu przy szpitalu powszechnym 
w Podhajcach, udziela na ten cel w myśl $. 15. ustawy z dnia 28. lipca 1897. r. 
(Nr. 47. Dz. ust. kraj.) z funduszów krajowych połowę kosztów tej budowy w ma- 
ksymalnej kwocie "000 zł. w. a. pod warunkiem, że powiat dostarczy połowę, 
względnie reszty potrzebnej do budowy kwoty, i upoważnia Wydział krajowy do 
zaciągnięcia na ten cel pożyczki, spłacalnej w latach dziesięciu, która następnie 


spłaconą być ma w sposób amortyzacyjny, przez podniesienie taksy leczniczej 
dla szpitala w Podhajcach. 


Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księ- 
stwem Krakowskiem. 


We Lwowie, dnia 14. grudnia 1897 r. 


Marszałek krajowy: 
St. Badeni w. r. 


Sprawozdawca : 


Dr. Hoszard w. r. 
Członek Wydziału krajowego. 


